Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Amatrice 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 


TIPOLOGIE RISORSE 

(Arco temporale di validità del programma | 

Disponibilità Finanziaria Primo anno 

Disponibilità Finanziaria 
Secondo anno 

Disponibilità Finanziaria 
Terzo anno 

Importo Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

€ 870 860,93 

€ 5 823 943,86 

€ 1 173 739,00 

€ 7 868 543,79 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 





Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 





Trasferimento immobili art. 53, c. 6 D.leg. 163/06 





Stanziamenti di bilancio 





Altro (1) ^ 





Totali 

€ 870 860,93 

€ 5 823 943,86 


6 7 868 543,79 


Importo ( in euro) lì 03/07/2015 


Accantonamento di cui all'alt 12, comma 1 
del DPR 207/2010 riferito al primo anno 


236056,31 


Il responsabile del programma 


Geom. Danilo Salvetta 








SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Amatrice 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 


12 57 


12 57 




Tipologia (4) 

Categoria (4) 

09 

A05- 31 

03 

A05-11 

04 

A05-08 

01 

A05-36 

05 

A05-08 

04 

A05-12 

03 

A06-90 

04 

09 

03 

A01-01 

01 

A05-12 

03 

AG2-05 

03 

A02-05 

03 

A05-12 

01 

A04-07 

03 

A06-90 

03 

A06-90 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Primo Anno I Secondo Anno Terzo Anno 


Ampliamento cimitero di Preta 
con blocco loculi 1° Stralcio 


restauro e risanamento di parte 
del Complesso di S. Francesco 
per centro espositivo Lotto C - Ili 
stralcio 


Realizzazione nuovi alloggi 
economici popolari 


Realizzazione modulo 
refabbricato strategico 


Interventi urgenti patrimonio 
scolastico 


Risanamento, miglioramento e 
completamento impianti sportivi 
in Amatrice Capoluoqo 


Ripristino ed adeguamento di 
itenerari tematici e percorsi 
attrezzati "GREENWAY" - Int- 
P.I.T. 


Interventi su edifici pubblici per 
migliorare la sostenibilità 
economica e ambientale 


PSR 2007/2013 - Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi - 
Recupero pavimentazioni urbane 
nelle Frazioni: Collecreta, Voceto 
e S.S. Lorenzo e Flaviano”, 


realizzazione campo da tennis 


consolidamento versante nord 
altopiano Amatrice 


consolidamento zona in frana 
casali Di Sotto 


PSR 2014-2020 recupero borghi 
rurali 


realizzazione banda larga 


adeguamento viabilità rurale 
strade vicinali 


adeguamento viabilità forestale 
strade vicinali 


Cessione 

immobili 


Totale S/N (6) 


Apporto di capitate privato i 


Importo Tipologia (7) 
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N. 

progr. 

(1) 

OT — 
Int. 
Amm. 
ne (2) 

CODICE ISTAT 

Tipologia (4) 

Categoria (4) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Priorità 

(5) 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cessione 

immobili 

Apporto di capitale privato 


in 


Primo Anno 

Secondo Anno 

Terzo Anno 

Totale 

S/N (6) 

Importo 

Tipologia (7) 

17 

17 


12 

57 

04 

A05-35 


1 


€ 200 000,00 


€ 200 000,00 

N 



18 

18 

■ 


57 


A02-15 

salvaguardia risorse idriche rurali 

1 



€ 200 000,00 

€ 200 000,00 

N 



■H 


1 

12 

57 

01 

A03-99 

energie rinnovabili 

1 


€ 200 000,00 


€ 200 000,00 

N 









totale 

€ 870 860,93 

€ 5 823 943,86 

€ 1 173 739,00 

€ 7 868 543,79 





lì 03/07/2015 II responsabile del programma 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 


DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Amatrice 


ELENCO ANNUALE 


Cod. Int. 
lAmm.ne 
( 1 ) 


CODICE UNICO 
INTERVENTO CUI 
( 2 ) 


CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUP 
( 2 ) 


DESCRIZIONE INTERVENTO 


CPV 


RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 


Cognome 


Nome 


Importo annualità 


Importo totale 
Intervento 


FINALITÀ' 


Conformit 

à 


Urb (S/N) 


vincoli 

ambien 


Amb 

(S/N) 


Priorità 
( 4 ) 


STATO 

PROGETTAZI 

ONE 

approvata 
(5) 


Stima Tempi di esecuzione 


|TRIM/ÀNN0 

INIZIO 
LAVORI 


|TRIM/ANNO 
FINE LAVORI 


E73F1 2000090004 


Ampliamento cimitero di Preta 
con blocco loculi 


45215400-1 


SALVETTA 


DANILO 


176438,33 


176 438,33 


MIS 


PE 


Iu9-15| 


E73J09000 160002 


restauro e risanamento di parte 
del complesso di S. Francesco per 
centro espositivo - Lotto C - III 
stralcio 


4545100-5 


AMICI 


ROMEO 


222407,60 


€ 222 407,60 


lug-15| 


Realizzazione modulo 
prefabbricato strategico 


SALVETTA 


DANILO 


180000,00 


€ 180 000,00 


SC 


lug-15| 


E79D1 4000090002 


Ripristino ed adeguamento di 
itenerari tematici e percorsi 
attrezzati "GREENWAY" - Int- 
P.I.T. 


4545100-5 


156162,49 


€ 156 162,49 


Iug-I5| 


10 


E74E1 4003490006 


PSR 2007/2013 -Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi - 


135852,51 


€ 135 852,51 


URB 


Iug-i5j 


TOTALE 


870860,93 


€ 870 860,93 


li 03/07/2015 


Il responsabile del programma 


Geom. Danilo Salvetta 

















































































SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AMATRICE 


ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 c. 6 D.leg. 163/2006 


Elenco degli immobili da trasferire art. 53 c,6 D.leg. 163/2006 


Riferimento Intervento (1) 


Descrizione immobile 


Solo diritto di superficie 


Piena proprietà 


Arco temporale di validità del programma 
Valore stimato 


1° anno 


2° anno 


|3° anno 



lì 03/07/2015 II responsabile del programma 













SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2015-2017 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AMATRICE 
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 


Cod. 

Int. 

Tipologia 

CODICE UNICO 
INTERVENTO CUI (2) 

descrizione del contratto 

Codice CPV 

responsabile del procedime 

Importo 

contrattuale 

Fonte risorse 
finanziarie (3) 

Servizi 

Forniture 


Nome 

1 

SI 



igiene urbana e servizi 
connessi con l'ecologia 

90511100-3 

Salvetta 

Danilo 

2861465,17 

99 

1 

SI 



Servizio di spazzamento 
del territorio comunale 

90511100-3 

Salvetta 

Danilo 

416160,71 

99 




























